L. W. 7.392/908. 


We Lwowie, dnia 3. września 1908. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w sprawie budowy domu administracyjnego 
i pawilonu dla zakaźnych przy szpitalu powszechnym w Śniatynie. 


Wysoki Sejmie! 


W roku 1899 stanął w Śniatynie nowy szpital kosztem 104.742 koren. Urządzono 
go na pomieszczenie 42 łóżek, nie przypuszczając, że zakład ten, w którym w poprze- 
dnich latach leczono przeciętnie zaledwie kilkunastu chorych dziennie, w krótkim czasie, 
bo już w roku 1902, będzie leczył po 80 chorych dziennie. Ten stan ciągłego przepeł- 
nienia i brak w zakładzie osobnego pomieszczenia dla zakaźnych, których przy takiem 
przepełnieniu, z obawy zakażenia innych, nie podobna mieścić uawet w odosobnionych 
częściach budynku, zmusił Radę powiatową w Śniatynie już w roku 1902 do udania się 
do Wysokiego Sejmu z prośbą o udzielenie kredytu na częściowe pokrycie kosztów wy- 
budowania osobnego domu administracyjnego i pawilonu dla zakaźnych. 


Powyższą petycyę Wydziału powiatowego w Śniatynie, popartą przez Wydział 
krajowy, odstąpił Wysoki Sejm uchwałą z dnia 10. lipca 1902 1. s. 1371, powziętą przy 
rozprawach nad Rubr. VI. budżetu krajowego, Wydziałowi krajowemu do urzędowania. © 


Wydział krajowy chcąe przedstawić Wysokiemu Sejmowi konkretny wniosek co 
do ewentualnej kwoty zasiłku, który przypadnie do pokrycia w połowie przez fundusz 
krajowy w myśl $. 15. ustawy z dnia 28, lipcą 1897 Dz. ust. kraj. Nr. 47, polecił swemu 
architekcie wygotowanie planów i kosztorysów projektowanych budowli. 


Według przedłożonego planu w domu administracyjnym znajdą pomieszczenie 
siostry miłosierdzia i służba szpitalna, tudzież kuchnia ze spiżarnią i szwalnią; w pawilo- 
nie dla zakaźnych obliczonym na sześć łóżek oprócz lekarza i dozorcy można pomieścić 
sześciu chorych zakaźnych. 


Po opróżnieniu w budynku głównym obecnie na cele powyższe zajętych ubikacyi 
uzyska się miejsce przynajmniej na 20 łóżek więcej, aniżeli było dotychczas a wymogi 
sanitarne będą wtedy w zupełności uwzględnione. 


Przybliżony kosztorys obydwóch tych budynków wynosi 25.000 koron, z których 


śniatyński Wydział powiatowy pokryje połowę t.j. 12.500 koron, druga zaś połowa przy- 
padnie do pokrycia przez fundusz krajowy. 


Wydział krajowy przeto wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


1. Sejm uznaje potrzebę rozszerzenia szpitala powszechnego w Śniatynie o 20 
łóżek. 

2. Sejm upoważnia Wydział krajowy dó zaciągnięcia pożyczki w tej wysokości, 
jaka się okaże potrzebną na pokrycie połowy kosztów budowy domu admiristracyjnego 
i pawilonu dla zakaźnych w Śniatynie. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 


Marszałek krajowy : 


St. Badeni w. r. 


Sprawozdawca : 


Mieczystaw Onyszkiewicz w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 


